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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 446 

8 Αυγούστου 2008 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Δ9/οικ/11891 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε./ Διεύθυνση Οδικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (Δ9) τμήμα γ' εκθέτει σύμφωνα με 
τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, 
δηλαδή του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τρο¬ 
ποποίηση του ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, 
ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, του 
ν. 3263/2004, του ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 τα 
εκτελεστικά τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., την 
υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/11092/7.5.2008 απόφαση έγκρισης διά¬ 
θεσης πίστωσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 4 παρ. 4α' του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985), την εκτέλεση του έργου «ΣΟ3/08: 
Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Νότιας και 
Δυτικής Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογι¬ 
σμού: 1.000.000,00 €, εκ των οποίων 819.845,12 € για 
εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και ανήκει στη 
κατηγορία έργων Οδοποιίας. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
16.9.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Δ9, οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 15,1ος όροφος τηλ. 210 
9237534, 210 9094116 και ΙοΙθίαχ: 210 9219945). 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρού¬ 
σας: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα 
Οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα 
με την παρ. 40 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη 
για έργα Οδοποιίας που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, 
ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 
ως δεύτερη έδρα το νομό Αττικής και αναφέρεται στη 
βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 


γ) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
των παραπάνω παραγράφων. 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 16.397,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Διεύθυνση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9), 
οδός Παν. Τσαλδάρη αρ. 15, Τ.Κ. 176 76, είτε στο φορέα 
κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ), οδός 
Παν. Τσαλδάρη αρ. 15, Τ.Κ. 176 76 και έχει χρόνο ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενά- 
ριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 (π.κ. 9768003) της ΣΑΕ 
068. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή 
(ΩΩ), καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Δ9, Τμήμα γ', οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 15, Καλλιθέα 1ος 
όροφος, και από ώρα 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. αφού κα¬ 
ταβληθούν 25 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αριθμ. 
Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Διεύθυνσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ 
ΓΓΔΕ μέχρι και την 11.9.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με ο-πηαίΙ και ΡΑΧ. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης 
διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: νννννν.ςρόθ.ηΓ στην 
ενότητα: Πολίτης - Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Δ9 
Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Δ9/οικ/11890 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε./ Διεύθυνση Οδικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (Δ9) τμήμα γ' εκθέτει σύμφωνα με 
τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, 
δηλαδή του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τρο¬ 
ποποίηση του ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, 
ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, του 
ν. 3263/2004, του ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 τα 
εκτελεστικά τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., την 
υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/11092/7.5.2008 απόφαση έγκρισης διά¬ 
θεσης πίστωσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 4 παρ. 4α' του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985), την εκτέλεση του έργου «ΣΟ2/08: 
Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Βόρειας και 
Ανατολικής Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολο¬ 
γισμού: 1.000.000,00 €, εκ των οποίων 819.845,12 € για 
εργασίες με ΓΈ. και ΟΈ. και απρόβλεπτα και ανήκει στη 
κατηγορία έργων Οδοποιίας. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
9.9.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ττ.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Δ9, οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 15,1ος όροφος τηλ. 210 
9237534, 210 9094116 και ΙοΙθίαχ: 210 9219945). 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρού¬ 
σας: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα 
Οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα 
με την παρ. 40 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη 
για έργα Οδοποιίας που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, 
ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 
ως δεύτερη έδρα το νομό Αττικής και αναφέρεται στη 
βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

γ) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, π.δ. 609/1985), με¬ 
ταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω παραγράφων, δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 16.397,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Διεύθυνση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9), 
οδός Παν. Τσαλδάρη αρ. 15, Τ.Κ. 176 76, είτε στο φορέα 
κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) οδός 
Παν. Τσαλδάρη αρ. 15, Τ.Κ. 176 76 και έχει χρόνο ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 


Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενά- 
ριθμου έργου 1997ΣΕ06800002(π.κ. 9768003) της ΣΑΕ 
068. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή 
(Οϋ), καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Δ9, Τμήμα γ', οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 15, Καλλιθέα 1ος 
όροφος, και από ώρα 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. αφού κα¬ 
ταβληθούν 25 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αριθμ. 
Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Διεύθυνσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ 
ΓΓΔΕ μέχρι και την 4.9.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-πιαίΙ και ΡΑΧ. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης 
διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: \λ/\λ/\λ/·990θ.9γ στην 
ενότητα: Πολίτης - Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Δ9 
Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2784 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση οδι¬ 
κού δικτύου Νομού. ΤμήμαΈρφοι - Αγιασμάτσι -Παλαιό 
εθνική Οδό, με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα¬ 
τηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 92.202,72 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, Νομαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 4 μέχρι την Πέμπτη 21.8.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 28310 88764, ΡΑΧ επικοινωνίας: 28310 35456. 
Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Εμμ. Μικεδάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.8.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ. Ε. ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.845,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α.Ρ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2786 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Συντήρη¬ 
ση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού, πρώην επαρχίας 
Μυλοποτάμου, με προϋπολογισμό 245.000,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασι¬ 
ών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 203.388,52 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, Νομαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 4 μέχρι την Πέμπτη 4.9.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2831340764, ΡΑΧ επικοινωνίας: 28310 35456. 
Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Εμμ. Μικεδάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.9.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία οδοποιίας 
και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων που ισχύουν 
για αυτούς, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4068,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α.Ρ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2785 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δρό¬ 
μου Αρμένοι-Κούμοι (συνδετήριου δρόμου επαρχιακών 
οδών 3 και 4)», με προϋπολογισμό 195.000,00 ευρώ. Το 


έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 161.619,24 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, Νομαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 4 μέχρι την Πέμπτη 21.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28310 88764, ΐαχ επικοινω¬ 
νίας: 28310 35456. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Εμμ. Μικεδάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.8.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία οδο¬ 
ποιίας και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων που 
ισχύουν για αυτούς, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.233,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α.Ρ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2788 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Ηλεκτροφωτι- 
σμός-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού 
κέντρου Αρμενων, με προϋπολογισμό 125.000,00 ευρώ. 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργα¬ 
σιών: κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 103.818,64 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, Νομαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 4 μέχρι την Πέμπτη 11.9.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28310 88764, ΐαχ επικοινω¬ 
νίας: 28310 35456. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Εμμ. Μικεδάκης. 




7020 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16.9.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π,μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία Η/Μ και υπό 
τις προϋποθέσεις των διατάξεων που ισχύουν για αυ¬ 
τούς, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2080,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α.Ρ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2787 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Βελ¬ 
τίωση οδικού δικτύου Νομού. Τμήμα Αλεξάνδρου Χάνι- 
Λαγκά, με προϋπολογισμό 255.000,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα¬ 
τηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 213.021,86 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, Νομαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 4 μέχρι την Πέμπτη 4.9.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 28310 88764, ίαχ επικοινωνίας: 28310 35456. 
Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Εμμ. Μικεδάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.9.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ. Ε. Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία οδοποιίας 
και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων που ισχύουν 
για αυτούς, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.261,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 


ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α.Ρ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνης. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Αριθμ. 13756 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, δια συμπλήρωσης τιμολογίου, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2008, συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης αξίας 23.716,70 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός Οα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αρτέμιδος, Λ. Καραμανλή (στάση Ο.Τ.Ε.) 
19016 Άρτεμις Αττικής, ενώπιον της Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής, την 3.9.2008 ημέρα Τετάρτη. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ., και 
ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πό¬ 
ρους του Δήμου. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ήτοι 474,33 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Υπεύθυνοι: Ε. Καραβασίλη / Μ. Κουτσο- 
γεώργου, τηλ./ΐαχ 22940 - 81123). 

Αρτεμις, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. Τ.Υ.5251 

1. Η Δ/νση Τεχν.Υπηρ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Χανιών 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του 
Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χανίων», προϋπολογισμό 
949.579,83 €, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τ.Υ.Ν.Α. 
Χανίων, Σήφακα 56 Χανιά, μέχρι και τις 21.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821344634, ΐαχ επικοινω- 
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νιας 2821344626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, 
Μιχ. Μαρκετάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

I) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας οδοποιίας λαμβανομένων υπόψη πάντως και των 
κατωτάτων ορίων που ισχύουν. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

II) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

III) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ.42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.750,00 € ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής τους. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περι¬ 
φέρειας Κρήτης της ΣΑΕΠ 002/3. 

Η Κοινοτική συμμετοχή καλύπτει το 80% της δαπάνης 
και προέρχεται από το ΕΤΠΑ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί, 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Χανιά, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής -Αντινομάρχης 
ΕΜΜ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 


( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ. 9966 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για τη προμήθεια αντιδραστηρίων και ανα¬ 
λωσίμων για αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές με 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, 

Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη προσφορά. Προ- 
ϋπολογιζόμενη δαπάνη. 151 579,40 € με το Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία διενέργειας: 23 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία κατάθεσης τ(ον 
προσφορών: μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ημερομηνία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετο¬ 
χής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορί¬ 
ζεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ 
οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν μετά 
την κατακύρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προ¬ 
σφορών, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 
Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο την 31.7.2008. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23210-94290). Οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική 
διακήρυξη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου νννννν.ίιοερεθΓ.ρΓ. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Σέρρες, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΤΡΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
Αριθμ. 3601 

Ο Δήμαρχος Ευρυμενών διακηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης 
στα ΤΔ Καρίτσας και Στομίου» προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 180.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 150.192,766 για 
αναθεώρηση 1.068,00 € για Φ.Π.Α. 28.739,54€). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ευρυμενών την Τρίτη 26.8.2008 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω με 
την ισχύ των κατωτάτων ορίων για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά ή Υδραυλικά. 
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β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.004,00 ευρώ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Ευρυμενών με έδρα Στόμιο Λάρισας 
ταχ. κωδ. 400 07 τηλ. 2495350200 και 2495350216 ίαχ 
2495091273 θ-πιαίΙ θνππΐθηο@οίθηβ1.9Γ όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
7.510,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 


υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Γ’ ΠΕΠ 
Θεσσαλίας κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% 
από Εθνικούς Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προ¬ 
βλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκάτον πενήντα ημέρες (150) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 21.8.2008 και αν αυτή 
είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία 
του Δήμου/της Κοινότητας με την καταβολή είκοσι (20) 
ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κλπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο / στην Κοινότητα, 
πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και 
τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδι¬ 
αφερόμενο. Ο Δήμος Ευρυμενών αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέ¬ 
τουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν 
ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δε¬ 
μάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις εταιρείες αυτές 
τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις ο 
Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη- 
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μοσίωνΈργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Στόμιο 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΕΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Αριθμ. 8611/1872/65.213 

Η «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)» διε¬ 
νεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΟΝΙΚΗΣ» στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού 
Μοναστηριού 326 στο Δήμο Εύοσμου. 

Προϋπολογισμός: 2.299.066,52 € πλέον Αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης προσφοράς: Στα γραφεία της Κτη¬ 
ματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) Λ. Αλεξάνδρας 
158Α & Κόνιαρη 45 Αθήνα. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23 Σεπτεμ¬ 
βρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: μέχρι 8.8.2008. 

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης: μέχρι Πέμπτη 18 
Σεπτεμβρίου 2008. 

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό: μπορούν να ζητη¬ 
θούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2008. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Διοίκησης Έργων 
και Τεχνικής Διαχείρισης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

Αριθμ. 5063 

Ο Δήμαρχος Μπιζανίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟ ΤΔ ΠΕΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ», με προϋ¬ 
πολογισμό 175.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
147.058,82 (χωρίς Φ.Π.Α. 19%). Η πίστωση προέρχεται 
από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Δ.Δ. Πεδινής Δήμου Μπιζανίου, μέχρι και την πέμπτη 
21.8.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651091105-91515, ΐαχ επι¬ 


κοινωνίας 2651093901, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Μίχος Κωνσταντίνος, αρχιτέκτων μηχανικός. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Μπιζανίου (Δημαρχείο) και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη και επίσης 2η τάξη 
εντός νομού έδρας και ένα δεύτερο νομό επιλογής για 
έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ,) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ.7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητα να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς νια την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.9240,14 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον (210) διακοσίων δέκα ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δήμο Μπιζανίου. 

Πεδινή, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΝΤΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 25562 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο 
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές 
έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού και Τιμολο- 
γίου Προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας, για την προμήθεια θερμομονωτικών 
πάνελ για την αντικατάσταση στέγης στο 3° Δ. 1 ος Π.Σ. 
Βοτανικός και στο 7° Δ.7 ος Π.Σ. Λάμψα Β' του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών με ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών Τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υπογραφής της σύμβασης, Οικονομικού Έτους 
2008 με αριθμό διακήρυξης 2744/31.7.2008. 

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο 
ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομή¬ 
ντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (25.573,10 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
6661.15 «Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - ραποΙ κ.λπ.» 
του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2008. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε¬ 
φοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου αρ. 181 & Σερήνου, Σε- 
πόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 
5.9 ημέρα Παρασκευή του έτους 2008 και ώρα ενάρξεως 
του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της 
αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορι¬ 
σμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 
26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανο¬ 
μένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΈ. και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το 
δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της 
εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμέ- 
νη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/23.3.1993 
υπουργικής απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης 
(σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περί¬ 
πτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των 
Χιλίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι 
λεπτών (1.278,66 €). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 


λακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
Αθηνών. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται για το 100% 
της αξίας του τιμολογίου και, αφού αφαιρεθούν οι κρα¬ 
τήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα 
σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο 
από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση ο τρόπος πληρωμής θα γίνει σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθμ. 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, (π.δ. 166/2003). 

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και 
περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην διεύ¬ 
θυνση: οδός Ρόδου αρ. 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 104 43 Σε- 
πόλια, Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος, τηλ. 210 5123524, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 13:30 
μ.μ. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. - Αντιδήμαρχος 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 25574 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) διακηρύσ¬ 
σει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια ειδικών κατασκευών με συμβολικό χα¬ 
ρακτήρα, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και 
με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση 
Τύπου Τιμολογίου και Προϋπολογισμού προσφοράς της 
Υπηρεσίας, με χρόνο παράδοσης των ειδών, εντός (15) 
δέκα πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες του υπό 
ανέγερση Παιδικού Σταθμού επί των οδών Ιοφώντος & 
Εργοτίμου, Παγκράτι, προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2008, 
με αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης 2750/2008. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
11389/1993 (ΦΕΚ 185/τ.Β') υπουργικής απόφασης« Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι¬ 
οίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση 
κώδικα δήμων και κοινοτήτων». 

Η δημοπρατούμενη προμήθεια, προϋπολογίσθηκε κατ’ 
ανώτατο όριο και μέχρι του ποσού των 29.958,25 € είκοσι 
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6621.08 «Προμήθεια 
ειδικών κατασκευών με συμβολικό χαρακτήρα», προϋ¬ 
πολογισμού Οικονομικού Έτους 2008. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ορίζε¬ 
ται σε εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας της δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, 
διάρκειας τουλάχιστον (2) δύο μηνών, μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ποσού 1.497,91 €, χιλίων 
τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ενός 
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λεπτών και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συ- 
νταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε¬ 
φοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου αρ. 181 & Σερήνου, Σε- 
πόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), 
την 3.9.2008, ημέρα Τετάρτη του έτους 2008 και ώρα 
ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα 
λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ. 

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και 
περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών 
στο τηλέφωνο 210 5123524 και στην διεύθυνση: οδός 
Ρόδου αρ. 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. - Αντιδήμαρχος 
ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕ¬ 
ΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. 5491 

Ο Δήμαρχος Βόλου, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., διακηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικού 
διαγωνισμού για ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προ¬ 
σφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985, και του ν. 3263/2004, όπως έχουν τροποποι¬ 
ηθεί ή συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα, για την ανά¬ 
δειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 321.300,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 26η του μήνα Αυγούστου, 
ημέρα Τρίτη, του έτους 2008 και ώρα 10:00 (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., στην 
οδό Κωνσταντά αρ. 141, ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν σύμφωνα με 
το ν. 2940/6.8.2001: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στις 
τάξεις: 

- 2η, 1η ή Α2, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 1η, Α2, Α1 για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

2. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ως εξής: Για τις 
Κοινοπραξίες ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 609/1985 
(άρθρο 2 παράγραφος 7 και 8, άρθρο 17 παράγραφος 3, 
άρθρο 35, κ.λπ.), οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 23/1993 
και του ν. 1418/1984, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Κάθε 
εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή 
σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 


επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν 
δέκα πέντε ευρώ (€5.115 ), που θα παρέχεται κατ’ εφαρ¬ 
μογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 27 του 
π.δ. 609/1985 και θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2008. Εφό¬ 
σον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα 
δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (ΟΩ) ή κατόπιν αίτησης 
των ενδιαφερομένων σε φωτοτυπίες αφού όμως κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 15,00 ευρώ. Σε περίπτωση που τα τεύχη ζητηθούν 
από ιδιωτική εταιρία μεταφοράς αλληλογραφίας υπο- 
χρεούνται να έχουν μαζί τους εξουσιοδότηση υπογε¬ 
γραμμένη από τον ενδιαφερόμενο Ε.Δ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία, σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή 
της προσφοράς τους από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 
οδός Κωνσταντά αρ. 141, στο Βόλο και στο τηλέφωνο 
24210 75103 και 75108. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της παρούσας 
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. 

Βόλος, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

Αριθμ. 6/4981 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ¬ 
μία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΠΥ¬ 
ΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με 
αξιολόγηση προσφορών με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάθεση της φύλαξης του Ο.Α.Κ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2.9.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ 
ΛΟΥΗΣ» Λεωφ. Κηφισίας αρ. 37, Μαρούσι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Δι¬ 
ακήρυξη από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
του Ο.Α.Κ.Α. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 210 
6831569. 

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. 

ΜΟΝΑΔΑ Α1 β 

Αριθμ. 19/2008 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
«Προμήθεια τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για τους 
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εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα 
επιμόρφωσης Β' επιπέδου» στο πλαίσιο του Υποέργου 
5 με τίτλο «Προμήθεια, Αναπαραγωγή και Διακίνηση 
επιμορφωτικού υλικού» για τις ανάγκες της ενταγμέ- 
νης στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ πράξης «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία». 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙ¬ 
ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΠΣ ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80 
ΜΑΡΟΥΣΙ. 

2. Διεύθυνση Για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή 
Εγγράφων - Αποστολή Των Προσφορών 

• ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμά¬ 
των ΚΠΣ, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, Τ.Κ. 151 80 
Αθήνα, τηλ. 210 3442146, Ραχ 210 3442153. Πληροφορίες: 
Αθ. Σιδηροπούλου (τηλ. 210 3443322, οηηεΝ 35ίάίΐΌρουΙου@ 
γρβρΙΙ'ΐ.ρΐ'), Παροχή εγγράφων - Παραλαβή προσφορών: 
κα Κεφαλά Παναγιώτα (τηλ. 210 3443302, θΐτιαίΙ ς)Ι<θί3ΐ3@ 
γρορΙΙι.ρΐ' για επιτόπια παραλαβή και μέσω Οουπβι·). 

3. Είδος σύμβασης προμηθειών : Αγορά. 

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα 
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 

Ε.Ε.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχι¬ 
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης II και χρηματοδοτείται 
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης : Το αντι¬ 
κείμενο της Προκήρυξης περιλαμβάνει την προμήθεια 
συγκεκριμένων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για 
τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν σε προ¬ 
γράμματα επιμόρφωσης Β' Επιπέδου (Επιμορφούμενοι 
και Επιμορφωτές Β' Επιπέδου), που διενεργούνται στα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία». 
Οι τίτλοι αυτοί εξελληνίστηκαν και προσαρμόστηκαν 
στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα για λογαριασμό 
του ΥΠ.Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ/ 
Β' ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ/ Γ' ΚΠΣ). 

6. Διαχωρισμός σε τμήματα: Ναι. 

Το αντικείμενο της Προκήρυξης διακρίνεται στα ακό¬ 
λουθα Τμήματα, ανά τίτλο εκπαιδευτικού λογισμικού: 


Τμήμα 

Περιγραφή τμήματος 

Ποσότητα Αδειών 

χρήσης και Αντιτύπων 

1. 

Προμήθεια Αδειών Χρήσης και 
Αντιτύπων του εκπαιδευτικού 
λογισμικού «Ιστορικός Άτλαντας 
ΟΕΝΤΕΝΝΙΑ» (ατομική/δίΒηύθΙοηο 
εξελληνισμένη έκδοση) 

3.400 

2. 

Προμήθεια Αδειών Χρήσης και 
Αντιτύπων του εκπαιδευτικού 
λογισμικού «ΙπΙβωοΐνΘ Ρήγβίοε» 
(ατομική/δίεπόαίοηο εξελληνισμένη 
έκδοση) 

1.200 

3. 

Προμήθεια Αδειών Χρήσης και 
Αντιτύπων του εκπαιδευτικού 
λογισμικού «Οεβιϊ ΟοοπίθΙιγ II ΡΙυδ» 
(ατομική/δίεηόαίοηθ εξελληνισμένη 
έκδοση) 

750 


Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα 
από τα παραπάνω τμήματα ή και για όλα τα τμήματα 
του αντικειμένου της Προκήρυξης. 

7. Τόπος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών: Στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας και στις 
εγκαταστάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως αναφέρονται στο 
τεύχος της Προκήρυξης 

8. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

9. Συνολικός προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός μέγιστος προϋπολογισμός για την υλο¬ 
ποίηση του Έργου είναι εκατόν εβδομήντα χιλιάδες 
ευρώ (170.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά 
ευρώ (142.857,14. €) χωρίς Φ.Π.Α.. 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΙΣ 20.10.2008. 

11. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει το 5% (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
του κάθε τμήματος, για το οποίο υποβάλλεται προ¬ 
σφορά. 

Εγγυητική επιστολή προκαταβολής εντός διαστήμα¬ 
τος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης για κάθε τμήμα του έργου, σε ποσοστό 
ίσο με το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ισόποση της προ¬ 
καταβολής). 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής 
αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αναλυτική περιγραφή τους στο τεύχος Προκήρυξης. 

12. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Όπως 
αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης. 

13. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα¬ 
ση των εργοληπτών/ προμηθευτών/ παροχών υπηρεσιών 
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνι¬ 
κών ικανοτήτων τους: Όπως αναφέρονται στο τεύχος 
της Προκήρυξης. 

14. Νομικό καθεστώς - Οικονομική και χρηματοπι¬ 
στωτική ικανότητα - Τεχνική ικανότητα -απαιτούμενα 
αποδεικτικά: 

Όπως αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης. 

15. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργο¬ 
ληπτών, προμηθευτών ή παροχών 

υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περι- 
βληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους. Ωστόσο στην περίπτωση που κάποιο 
προκηρυσσόμενο με την παρούσα τμήμα του έργου 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή, 
δικαιούται εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικα¬ 
νοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης να ζητήσει από την 
Ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή. Τότε η 
ένωση υποχρεούται να το πράξει. 
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16. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή. 

17. Κριτήρια Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ της Προκήρυξης. 

18. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
10.9.2008 Ώρα 12:00 

19. Προθεσμία για παραλαβή των συμβατικών τευ¬ 
χών Προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: 
4.9.2008. 

20. Προθεσμία για υποβολή εγγράφως αιτήματος για 
συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 
από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης, το αργότερο 
οκτώ (8) εργάσιμες μέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας άσκησης ένστασης του εδ. α' της παρ. 2 του 
άρθρου 21 της Προκήρυξης αυτές παρέχονται το αργό¬ 
τερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της παραπάνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι παραπάνω 
πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημε¬ 
ρών πριν από πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα 
ένστασης κατά το εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 της 
Προκήρυξης. 

21. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα. 

22. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

23. Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό 
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
και έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και 
ενασχόληση κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού με αντικείμενο 
την προμήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού ή/και παροχή 
υπηρεσιών σχετικών με εκπαιδευτικό λογισμικό. 

24. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Όπως αναφέρονται στο 
τεύχος της Προκήρυξης 

25. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνι¬ 
σμού: 10.9.2008 Ώρα 13:00, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, 
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, 1ος Όροφος. 

26. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον προϋπολο¬ 
γισμό του έργου. 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ 


(19) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. 23.00/19847 

Ανακοινώνουμε ότι η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ¬ 
ΡΙΩΝ ΑΕ» προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με 
κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδό¬ 
τηση, Κατασκευή, και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών 
Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ», που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το ν. 3389/2005 
«Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύ¬ 
ει, και το π.δ.60/2007 περί προσαρμογής της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και 
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Φορέα να υποβάλει 
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α' Φάση 
της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω έργου. Προ¬ 
ϋπολόγισες: Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρω¬ 
μών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν 
στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ενδεικτικά εκτιμάται 
στο ποσό των 58.100.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παρονής των υπηρε¬ 
σιών : Νομός Αττικής. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής Φακέλων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος : 30 Οκτωβρίου 2008, ώρα 12.00. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 30.7.2008 

Προθεσμία παραλαβής της Προκήρυξης και πληροφο¬ 
ρίες :'Εως 10.10.200814.00 μ.μ. από τα γραφεία της ΟΣΚ 
Α.Ε., Φαβιέρου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 10438, τηλ.: 210 5272388, 
φαξ: 210 5272531, οπιαίΙ: (<ουπ@θ5ΐ<.ς|ΐ', Διεύθυνση Διαδι¬ 
κτύου: νννννν.οεΚρη Πληροφορίες: Ιωάννα Κουρή. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. 23.00/9839 

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ» προκηρύσσει 
δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία με 
σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το 
έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, και Τεχνι¬ 
κή Διαχείριση 16 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», που θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα, μεταξύ άλλων, με το ν. 3389/2005 «Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, και το π.δ. 
60/2007 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονι¬ 
σμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
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την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και κα- 
λεί κάθε ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Φορέα να υποβάλει 
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α' Φάση 
της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω έργου. 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβλη¬ 
θούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ενδεικτικά εκτι- 
μάται στο ποσό των 80.500.000. Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παρογής των υπηρε¬ 
σιών : Νομός Μακεδονίας. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος : 10.11.2008, ώρα 12.00. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 30.7.2008. 

Προθεσμία παραλαβής της Προκήρυξης και πληροφο¬ 
ρίες :Έως 21.10.200814.00 μ.μ. από τα γραφεία της ΟΣΚ 
Α.Ε., Φαβιέρου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 10438, τηλ· 210 5272388, 
φαξ: 210 5272531, οπιαίΙ: Κουπ@θδΙ<.ς)ΐ·, Διεύθυνση Διαδι¬ 
κτύου: νννννν.οεΚ.ςιι·, Πληροφορίες: Ιωάννα Κουρή. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 24195/08 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η 
μίσθωση οικήματος στην περιοχή της έδρας της Πανεπι¬ 
στημιακής Σχολής Αγρίνιου (Δ/νση : Σεφέρη 2 ΑΓΡΙΝΙΟ) 
για την στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και 
αιθονσών διδασκαλίας με τους παρακάτω όρους: 

Το προσφερόμενο Οίκημα (οικήματα) πρέπει να εί¬ 
ναι ανεξάρτητο σε ισόγειο ή υπέργειο όροφο, εμβα- 
δού περίπου 1.000 τ.μ. να έχει ηλεκτρική εγκατάσταση, 
υδραυλική εγκατάσταση και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους (νν.Ο. κ.λ.π), να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και 
να είναι κατάλληλο για την παραπάνω χρήση για την 
οποία προορίζεται. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής και θα 
αρχίζει από την ημέρα παράδοσης προς χρήση του 
Οικήματος. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα 
προώρου αποχωρήσεως του από το μίσθιο και λύσεως 
της μισθώσεως αζημίως και χωρίς καμία επιβάρυνση ή 
υποχρέωσή του. 

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ανά μ2 ορίζε¬ 
ται το ποσό των 4€ για τα δύο πρώτα έτη. Το μηνιαίο 
μίσθωμα θα προσαυξάνεται από το τρίτο έτος με το 
75% του επίσημου δείκτη τιμών (τιμάριθμου), όπως αυ¬ 
τός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους 
αμέσως προηγούμενους 12 μήνες. 

Οι νόμιμες κρατήσεις (Μ.Τ.Π.Υ., Χαρτόσημο, ΟΓΑ κ,λ. 
π.) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή η 
οποία θα οριστεί με σχετική Πρυτανική Πράξη. 


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις: 

Α. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να 
αποστείλουν Προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημίου, μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.30 μ., σε σφραγισμένους φακέλους. Κάθε προ¬ 
σφορά θα συνοδεύεται από τους τίτλους ιδιοκτησίας 
του ακινήτου, τον κανονισμό της πολυκατοικίας (αν 
υπάρχει), τοπογραφικό του Οικοπέδου και κάτοψη του 
υπό μίσθωση ακινήτου, το έτος κατασκευής του κτιρίου 
καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα 
δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων 
της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. 

Οι Οικονομικές προσφορές θα δίνονται ανά μ2 και για 
το σύνολο των μ2 του προς μίσθωση ακινήτου, για ένα 
(1) χρόνο, υποχρεωτικά δε θα συνοδεύεται με εγγυη¬ 
τική επιστολή ποσού 5% του προσφερόμενου ετήσιου 
μισθώματος. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής 
(για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) 
με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20 €), στην Εται¬ 
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Παν/μίου (Απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.1991), κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εκτός των ημερών από 
4.8.2008 έως και 22.8.2008, όπου τα τεύχη θα διατίθενται 
από το Πρωτόκολλο του Παν/μίου και από ώρα 09.00 
π.μ. έως 11.00 π.μ.) τηλ. 26510 - 97.130-132 & 97.234, ΕΑΧ. 
97.001 (διεύθυνση: ό11ρ://νννννν. υοΙ.ΟΓ/εθΓνίαθε/ΘΟοηοπιία/ 
ευρρΙίβε). 

Ιωάννινα, 31 Ιουλίου 2008 
Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 1448214 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας προκηρύσσει Δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.1001. 
(ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας μαζί με τον Φ.Π.Α. 
19% είναι 90.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16.9.2008 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο 
Καλλιθέας (οδός Ματζαγριωτάκη 76 - 4ος όροφος - 
γραφείο 403). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ήτοι 
στρογγυλοποιημένο στο ποσό των 3.800,00 ευρώ. 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε (2) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 
στο τηλέφωνο 210.95.53.461-2. 

Καλλιθέα, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αριθμ. 834 

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ¬ 
ΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρα¬ 
σία επιλογής αναδόχου για την Επισκευή -ανακαίνιση 
- συντήρηση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Βρε¬ 
φονηπιακών σταθμών Δήμου Πειραιά ΝΠΔΔ προϋπολο- 
γιστέας δαπάνης 207.048,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και των κανονιστικών πράξεων. Περιγραφή 
και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου . Συγκεκριμένα 
θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Ανακαίνιση χρωματισμών σε όλους τους σταθ¬ 
μούς. 

2. Επισκευή κουφωμάτων θυρών - παραθύρων ξύλινων 
ή μεταλλικών και επισκευή τετράξυλων σε όλους τους 
σταθμούς. 

3. Ελαιοχρωματισμός ξύλινων και μεταλλικών κουφω¬ 
μάτων σε όλους τους σταθμούς. 

4. Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στους υαλοπί¬ 
νακες σε όλους τους σταθμούς. 

5. Επισκευές πλακιδίων-αντικατάσταση στα είδη υγιει¬ 
νής, λεκανάκια, καζανάκια, νιπτηράκια, μπανιέρα βρεφών, 
νεροχύτες. 

6. Επισκευές σε ντουλάπια και πάγους κουζίνας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό, μικρούλικο, 

εξάρτημα, μηχάνημα και εργασία και γενικά ότι χρει¬ 
αστεί και υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
του Δήμου Πειραιά προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
ανωτέρω έργο, πλήρως με ασφάλεια και σύμφωνα πά¬ 
ντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου τρεις (3) μήνες και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού την 10.9.2008 και ώρα 9.30 ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών μέχρι την 10.00, ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών στα γραφεία του κτιρίου 
διοίκησης που βρίσκονται στην οδό Κουντουριώτου αρ. 
89 και Ελ. Βενιζέλου στον Πειραιά. 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμέ¬ 
νες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ημεδαπές 
ή αλλοδαπές εγγεγραμμένες στο μητρώα εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσί¬ 
ας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 
3479,80. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της διοίκησης 


του ΝΠΔΔ Κουντουριώτου 89 και Ελ. Βενιζέλου στον 
Πειραιά, 4ος όροφος τηλ. 210-4102230. 

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2008 

Η Πρόεδρος 

ΘΕΟΝ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αριθμ. 14435 

Ο Δήμαρχος Καματερού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου με 
κριτήριο την κατοχύρωση χαμηλότερης τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου Καματερού (Λ. Φυλής 54 Καματερό) την 
4.9.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 (έναρξη) μέχρι 
10.30 (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προ¬ 
μήθειας είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογι¬ 
σμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 800,00 
ευρώ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για 
το Δημόσιο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικών βα¬ 
ρύνουν τον φορέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια Ιωάννα Διασάκου, 
τηλέφωνο 2102384500). 

Καματερό, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 5/2008 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί 
ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών 
των μηχανημάτων και των αναλυτών καυσαερίων που 
λειτουργούν στα Δημόσια ΚΤΕΟ, στις κινητές μονάδες 
ελέγχου καυσαερίων και στο Εργαστήριο Ανάλυσης 
Καυσαερίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι επτα¬ 
κόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ 794.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και η 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 
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24.9.2008 και ώρα 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμε¬ 
τοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι τριάντα εννέα χιλιάδες 
επτακόσια ευρώ 39.700,00 €. Σε περίπτωση που συμμε¬ 
τέχουν για μέρος των ειδών, η εγγυητική επιστολή θα 
υπολογισθεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης των προσφερομένων ειδών. 

Ειδικές προδιαγραφές δεν υπάρχουν. Η παράδοση των 
ανταλλακτικών θα γίνει στις αποθήκες του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αναστάσεως 2 - 101.91 
Παπάγου). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την 
προσφορά είναι μέχρι 24.1.2009. Εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές δεν θα γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση της προ¬ 
μήθειας βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού λογαριασμού 
Νο 541077. Η πληρωμή της αξίας των ανταλλακτικών θα 
γίνει μετά την παράδοση τους, την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβής τους και αφού ο προμηθευτής 
υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.7.2008. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ. 210-650.8352, Στέλιος Φαρμακά- 
κης, ίαχ: 210-650.8346, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσι¬ 
ών, Τμήμα Προμηθειών, Αναστάσεως 2,101 91 Παπάγου, 
2ος όροφος, γραφείο 205. 

Παπάγου, 28 Ιουλίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 38344 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας με διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 10, 
τηλ. 210.42.78.100, ΕΑΧ 210.42.78.120 -Τ.Κ. 184.50 προκη¬ 
ρύσσει Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφα και 
ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προ¬ 
μηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπ. Απ. 
11389/1993) την προμήθεια μηχανημάτων κήπου για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. 

Προϋπολογισμένης δαπάνης 33.617,50 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται όπως αυτή ορίζεται 
στη Ε.Σ.Υ. Μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 
του ΕΚΠΟΤΑ περί«Κυρώσεως για εκπρόθεσμη φόρτωση 
-παράδοση». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο 
σύνολο της προμήθειας και πρέπει να προσκομίσουν 
προδιαγραφές των υλικών, οι οποίες πρέπει να πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή , 
θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό μετά την προ¬ 
σωρινή παραλαβή του είδους. 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο στο Τμήμα Προμηθειών 
τηλ. 210-42.78.100 εσωτ. 126. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που 
αφορούν είδη εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά δε ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 


Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο και συγκεκριμένα 
στο γραφείο Προμηθειών αφού πρωτοκολληθούν, στις 
19.8.2008 ημέρα Τρίτη. 

Η Δ/νση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσης προκήρυξης. 

Ολες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα, οι άλλες θα αποκλείονται. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και ελέγ¬ 
χου των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια επι¬ 
τροπή ορίζεται η 21.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
έως 10:15 π. μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 28.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
έως 10:15 π.μ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
είναι σε ευρώ και ορίζεται σε 5% στο σύνολο ή τμήμα 
της δαπάνης που έχει προϋπολογισθεί και το ποσοστό 
μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από 
ΜΜ.Ε ή τις ενώσεις τους καθώς και Ενώσεις προμηθευ¬ 
τών που αποτελείται από Μ.Μ.Ε. Ο διαγωνισμός γίνεται 
με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. 

Νίκαια, 31 Ιουλίου 2008 

Η Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ 
-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 38345 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας με διεύθυνση Γρεβενών 5-7, τηλ. 
42.78.129, ΐαχ 42.78.120 Τ.Κ. 184.50 προκηρύσσει Ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφα και 
ενσφράγιστες προσφορές για προμήθεια υλικών του 
έργου: «Συντήρηση οδών/2008» με αυτεπιστασία, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο 
Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης (Υπ. Απ. 11389/1993) προϋπολογισμένης δαπάνης 
258.088,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, ορίζεται τμηματικά 
στη διάρκεια ενός έτους, σε διάστημα μίας (1) μέρας, 
μετά από κάθε έγγραφη παραγγελία του Τμήματος 
Προμηθειών, από την επομένη ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα 
γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό μετά την προσωρινή 
παραλαβή του είδους. 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο στο γραφείο Προμηθειών 
τηλ. 42.78.100 εσωτ. 126. 

Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο το αργό¬ 
τερο 6 ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μέ¬ 
ρος της προμήθειας αυτής και τα είδη θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδια¬ 
γραφών. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο και συγκεκριμένα 
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στο γραφείο Προμηθειών αφού πρωτοκολληθούν, στις 
22.9.2008 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Η Δ/νση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα, οι άλλες θα αποκλείονται. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και ελέγ¬ 
χου των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια επι¬ 
τροπή ορίζεται η 24.9.2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 10.15 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 1.10.2008 ήμερα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 10.15 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές προσφορές που 
αφορούν είδη εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά δε ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης, ήτοι 10.760,00 €. 

Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Νίκαια, 31 Ιουλίου 2008 

Η Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Αριθμ. 7229 

Ο Δήμαρχος Μηχανιώνας, προκηρύσσει πρόχειρο δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠ.Ο. 27 ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΤΗ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ», με προ¬ 
ϋπολογισμό 45.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται μόνο από μία κατηγορία εργασιών: Οικοδομι¬ 
κά, με προϋπολογισμό 37.072,18 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Κώ¬ 
στα Βάρναλη 1, Τ.Κ. 57004, Νέα Μηχανιώνα μέχρι τις 
4.11.2008, ημέρα Πέμπτη και με αντίτιμο 30,00 ΕΥΡΩ 
επί ποινή αποκλεισμού. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2392330350, ΡΑΧ επικοινωνίας 2392330320, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Ανδρέας Δουφεξής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.11.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρ¬ 
θρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις Α1 - Α2 - 1η ανεξαρτήτως Νομού στην 
κατηγορία Οικοδομικά, (β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 741,44 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 9 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ν.Α.Θ. 
με το ποσό των 45.000,00 ευρώ. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μηχανιώνας. 

Μηχανιώνα, 31 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Αριθμ. 6465 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. 
ΠΕΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ, με προϋπολογισμό 
540.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με 
προϋπολογισμό 451.616,95 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ απολογιστικά και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. 
Χαϊνά 102 - Χαλκίδα, μέχρι την 21.8.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22210 36265, ίαχ επικοι¬ 
νωνίας 22210 85141, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μ. Συρμακεζη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.8.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες κα τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.032,40 ΕΥΡΩ 
κα ισχύος τουλάχιστον (210) διακοσίων δέκα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό¬ 
νος ισχύος των προσφορών είναι (180) εκατόν ογδόντα 
ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΚΑΠ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Εύβοιας. 

Χαλκίδα, 23 Ιουλίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 3919 

Το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α, - Ε.Τ.Α.Μ. Κρανιδίου 
προκηρύσσει επανάληψη ανοικτού διαγωνισμού, λόγω 
ματαίωσης προηγουμένου, πιθανής δαπάνης 7576,80 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη 
συνεργείου καθαρισμού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Κρανιδίου με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για χρονικό 
διάστημα (1) ενός έτους με σύντμηση προθεσμιών. 

Οι διατάξεις που έχουν ληφθεί υπόψη: του ν. 2362/1995, 
του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/10.7.2007), του ν. 
2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/1999), του άρθρου 21 παρ. 12 του 
ν. 3144/2003 και την υπ’ αριθμ. 10/78/17.4.2008 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8.9.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μεσημβρινή (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών). 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Στο Κρανίδι 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Κρανιδίου στον 1° όροφο. 
Τηλ. 27540 22595. 


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) συνεταιρι¬ 
σμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα 
παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστα 
μέρη της διακήρυξης μας και τα οποία παραδίδονται 
εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους μαζί με 
διευκρινίσεις από την Υπηρεσία μας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Στοιχεία του προς ανάθεση έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Συμπληρωματικοί γενικοί όροι δια¬ 
γωνισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τεχνικές προδιαγραφές - ειδικοί 
όροι. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αξιολόγηση Προσφορών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Προσόντα και δικαιολογητικά συμ¬ 
μετοχής (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής) - Πιστο¬ 
ποιητικό εγγραφής του προσωπικού της στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Προσώπων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Κρανίδι, 1 Αυγούστου 2008 
Η Διευθύντρια Υποκαταστήματος 
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 
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